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CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DEL “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, congedeación Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE TRES SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) IP” PARA LOS 
CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL NOS. 5 “ORIENTE”, 6 “SURESTE” Y 9 “NORTE”, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE SU 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL”, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL LIC. ARTURO SOSA VIDERIQUE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; 
ASISTIDO POR LA LIC. JANNET MIRIAM MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DIRECTORA DE ADQUISICIONES; EL ING. 
FERMÍN SERGIO RODRÍGUEZ BUENO CERVANTES, DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO; 
COMO “ÁREA TÉCNICA”; EL LIC. GONZALO VILLARREAL GUERRA, COORDINADOR GENERAL DE 
CENTROS FEDERALES, COMO “ÁREA REQUIRENTE”; Y POR LA OTRA, “BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. 
DE C.V.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “El PROVEEDOR”, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL ING. JIBSAM SAMUEL TÉLLEZ XOLALPA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 


DECLARACIONES 


L Declara “Prevención y Readaptación Social” a través de su representante, que: 


1,1 La Secretaría de Seguridad Pública es una dependencia centralizada de la Administración 
Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicános; 26 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 


1,2 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con 
autonomía técnica y operativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, 30 bis, 
fracción XXll, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3* fracción XXIX, inciso 
Cc). y 39, fracción I!i y penúltimo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública y artículo 1 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social; 


1.3 Cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo 
dispuesto por el artículo primero del acuerdo 06/2008 del Secretario de Seguridad Pública, por 
el que se delegan facultades para suscribir contratos, convenios, pedidos y sus modificaciones 
a diversos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos 
Administrativos Desconcentrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 
agosto de 2008; 


L4 Para cubrir las necesidades de los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 5 “Oriente”, 
6 “Sureste” y 9 “Norte”, “Prevención y Readaptación Social” requiere contratar la adquisición 
del “Suministro, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de Tres Sistemas de 
Circuito Cerrado de Televisión IP”, con las características, especificaciones y términos 


contenidos en el presente instrumento legal y su “Anexo Técnico” que debidamente firmado f 


por las “Áreas Técnica y Requirente” de “Prevención y Readaptación Social” y “El 
Proveedor”, forma parte integrante del presente contrato como si a la letra se insertara; 


15 Que la adjudicación del presente Contrato se le asignó a “El Proveedor”, porque reúne la, 
condiciones legales, técnicas, humanas y económicas requeridas por “Prevención Y 
Readaptación Social” y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligacione; 
respectivas; 
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L6 El presente Contrato se deriva del Procedimiento de Adjudicación Djfe£ta realizado al amparo 
de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 26 
fracción Ill, 40, 41 fracción IV y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en adelante “La Ley”; 


17 Se cuenta con la justificación signada por el Coordinador General de Centros Federales, de 
fecha once de julio de dos mil doce, emitida en su calidad de “Área Requirente”, mediante el 
cual se exceptúa de llevar a cabo Licitación Pública y en su caso llevar a cabo el procedimiento 
de Adjudicación Directa; 


1.8 Se cuenta con el Dictamen de Factibilidad Técnica Favorable No. DGDT/DFT/73/12, de fecha 
11 de junio de 2012, emitido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la 
Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública; 


19 Se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para cubrir las erogaciones que se 
causen con motivo de la celebración del presente contrato, en la partida presupuestal número 
55102, según consta en los Oficios de liberación de inversión Nos. OM-OLI-101, OM-OLI-130 y 
OM-OLI-132 todos con fecha de autorización diez de julio de dos mil doce, signados por ell 
Oficial Mayor de la Secretaria de Seguridad Pública. Derivado de que la adquisición de “Los 
Bienes” objeto del presente instrumento contractual estarán destinados a actividades de 
seguridad pública, el presente contrato se entenderá devengado al momento de su 
adjudicación; lo anterior, en términos del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 212 de su Reglamento; 


1,10 El' Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Seguridad Pública Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, es: SSP-020506-HL2, y; 


1:11 Para todos los efectos legales y fiscales del presente contrato, señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Londres No. 102, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, 
México Distrito Federal y conviene que en caso de llegar a cambiarlo, se le hará de 
conocimiento a “El Proveedor” para los fines y efectos legales y administrativos a que haya 


lugar. 
H Declara “El Proveedor”, a través de su representante, que: 
1.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual se acredita con Ps 


la escritura pública noventa y dos mil trescientos noventa y nueve, de fecha primero de 
septiembre de dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, 
Notario Público número setenta y cuatro del Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número trescientos veinticuatro mil 
setecientos dieciocho, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cuatro; 


1.2 /Acredita su personalidad como apoderado general en términos de la escritura pública cinco mil 
setenta y ocho, de fecha veintidós de febrero de dos mil once, otorgada ante la fe de la Lic 
Patricia M. Ruiz de Chávez Rincón Gallardo, Notario Público número ciento sesenta y tres d 
Estado de México, con residencia en esa ciudad, manifestando bajo protesta de decir verda 
que dicha facultad no le ha sido modificada, limitada o revocada en forma alguna, por lo q 
surte plenos efectos para la celebración del presente instrumento contractual; 


YY 
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113 Tal y como consta en la escritura pública número noventa y dosfmil trescientos noventa y 
nueve, descrita en la declaración 11.1 del presente contrato, señala en la cláusula cuarta de los 
Estatutos, que su objeto social es entre otros: “a) La compra, venta, representación, 
importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes y productos relacionados 
con la protección y seguridad de personas y de empresas y que legalmente puedan ser 
susceptibles de comercio. b) Prestar servicios de asesoría y consultoría profesional en diseño 
en instalaciones de redes de telecomunicaciones, seguridad, conducción de estudios de 
vulnerabilidad electrónica, análisis de riesgos y elaboración de planes de contingencia y 
recuperación de desastres, c) Prestar servicios de diseño, instalación y puesta a punto de 
sistemas de seguridad, por cualquier medio que permita la tecnología, incluyendo equipo y 
programas de cómputo, inscripción, firewalls y sistemas de autenticación...”; 


11,4 Se encuentra debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con .x / 
clave de Registro Federal de Contribuyentes Número BSS0409014Z1; 


1.5 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como con eficiente organización 
administrativa, personal calificado, equipó adecuado y recursos para cumplir con 1 
obligaciones derivadas de este contrato, en los términos que se establecen en el presente 
contrato y su correspondiente “Anexo Técnico”, 


16 Conoce plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratación, de 
conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
“La Ley” y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio 
presupuestal; así como la demás normatividad vigente aplicable en la materia y el “Anexo 
Técnico”, que debidamente firmado las “Áreas Técnica y Requirente” de “Prevención y 
Readaptación Social” y “El Proveedor”, forma parte integrante del presente contrato, como si 
a la letra se insertara; 


17 Declara bajo protesta de decir verdad, que formaliza este contrato con la seguridad de que su 
representada, así como ninguno de los socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o se encuentran inhabilitados para 
desempeñarlo, como lo -establece el artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como que tampoco se 
encuentran en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de “La Ley”; 


z 


118 Manifiesta que su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que en caso de llegar y 
nación mexicana, todo derecho derivado del presente contrato; 
: 


a cambiarla, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la 


IL9 Manifiesta que su representada se encuentra en el rango de una mediana empresa 
perteneciente al sector industrial y servicios; por lo que se encuentra en los supuestos de | 
previsto en el "Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeña y 
medianas empresas” emitido por la Secretaría de Economía y Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de Junio del año 2009; si le es aplicable lo previsto en el artículo 3 Fracció 
ll de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; IA - 


2) 


1.4 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y; 
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11.11 Para efectos legales y fiscales del presente contrato señala con do lomicilio el ubicado en: 
Calle Río Tíber No. 110, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuáuhtémoc, México, Distrito 
Federal; Código Postal 06500; indicando que éste a su vez fungirá como domicilio para oír y 
recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos de este contrato y su 
“Anexo Técnico” y manifiesta que en caso de cambiarlo lo notificará con la debida oportunidad 
a “Prevención y Readaptación Social”. 


Una vez expuestas las declaraciones anteriores, “Prevención y Readaptación Social” y “El 
Proveedor” denominados en conjunto como “Las Partes”, se sujetan a las siguientes: 


? 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO.- “Prevención y Readaptación Social” le adquiere a “El Proveedor” el 
“Suministro, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de Tres Sistemas de 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) IP” para los Centros Federales de Readaptación 
Social Nos. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” y 9 “Norte”, a los que en lo sucesivo y para fines de 
brevedad se le denominará como “Los Bienes”, en los términos que se describen en el 
presente instrumento contractual y su “Anexo Técnico”, que debidamente firmado, forma parte 
integrante del presente contrato, como si a la letra se insertara. 


SEGUNDA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de su firma y hasta setenta 
semanas posteriores a su firma; o su equivalente en días naturales, 


TERCERA.- MONTO.- El contrato importa la cantidad de $37,474,245.36 (Treinta y siete millones 
cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco dólares americanos 36/100 
U.S.D.), más el 16% del impuesto al valor agregado que asciende a la cantidad de 
$5,995,879.26 (Cinco millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y nueve 
dólares americanos 26/100 U.S.D.), importes que sumados dan un monto total de 
$43,470,124.62 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos setenta mil ciento veinticuatro dólares 
americanos 62/100 U.S.D.). 


El importe de “Los Bienes” se encuentra referido en el “Anexo Técnico” del presente 
contrato. 







CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Conforme a lo establecido en el artículo 51 de “La Ley”, los 
pagos que se generen con motivo de la presente adquisición se realizarán en moneda nacional 
al tipo de cambio vigente al momento de la celebración del pago de acuerdo a lo señalado en la , 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, previa conformidad del “Area Requirente”, 
en los términos siguientes: 


Se pagará 70% del monto total del contrato posterior a la entrega total de “Los Bienes”; lo cual 
se acreditará a través del acta de entrega New In Box debidamente formalizada. 


El 30% restante se pagará posterior a la instalación, puesta en marcha, capacitación 


conclusión total del proyecto, debiendo quedar operando correctamente a entera satisfacció 
de “Prevención y Readaptación Social”. 
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Los pagos se realizarán dentro de los 20 días naturales posteriopés /a la presentación de la 
factura respectiva la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes, previa 
conformidad del “Área Requirente y/o Técnica” según proceda. 


Las facturas deberán cumplir con todos los requisitos administrativos, presupuestarios y fiscales 
que resulten aplicables, y documentar el importe aprobado en la Solicitud de Pago 
correspondiente, de lo contrario, “Prevención y Readaptación Social” la devolverá dentro de 
los cinco (5) día siguientes para su corrección; y el plazo previsto para realizar el pago correrá a 
partir de que se entregue la factura corregida. 


En términos de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 95 del Reglamento de “La Ley”, 

queda expresamente establecido para “Las Partes” que, el pago de “Los Bienes” quedará 
“condicionado, proporcionalmente, al pago que "El Proveedor” deba efectuar por concepto de 

penas convencionales con motivo del atraso o incumplimiento parcial o total en que pueda > 
incurrir “El Proveedor”; en el entendido de que en el supuesto que sea rescindido el vd 
instrumento jurídico, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de la 

misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 


El administrador del Contrato y/o el “Área Técnica” según proceda, serán las responsables d 
la determinación de las penas convencionales que se deban aplicar a “El Proveedor”; mismás 
que serán determinadas en términos de lo previsto en el presente Contrato para su posterior 
envío a la Dirección de Adquisiciones para el inicio del trámite de pago a través de la 
Subdirección de Abastecimiento, sito en la Calle de Londres No. 102, 6” piso, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, teléfono: (0155)52-42- 
81-00 Ext. 18916; y/o en el domicilio que para ello se le indique a “El Proveedor”. 


Las facturas se emitirán a nombre de: Secretaría de Seguridad Pública Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; con domicilio Fiscal en 
Londres No. 102, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito 
Federal; y, con Registro Federal de Contribuyentes SSP-020506HL2. 


El pago se efectuará mediante transferencia bancaria tramitada con Cuenta por Liquidar 
Certificada, previa presentación a la Dirección General de Administración de “Prevención y 
Readaptación Social” del oficio de aceptación en una sola ocasión de que su pago se realice 
mediante el sistema de pago electrónico interbancario, anexando original de carta expedida por 

la institución bancaria con los datos de la cuenta aperturada a nombre de “El Proveedor”, y 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema Integral de Administración , 
Financiera Federal (SIAFP). A 

QUINTA.- PLAZO Y LUGAR PARA LA ENTREGA DE “LOS BIENES”. 
Plazo de entrega: 


Para la entrega de “Los Bienes”, previamente a la recepción en cada Centro Federal, ser: 
necesario que la Dirección de Desarrollo Tecnológico de “Prevención y Readaptación Social” 
realice la verificación de especificaciones técnicas a través de un levantamiento New In Box, en 
el cual de igual manera se revisará que “Los Bienes” se encuentren en su empaque original, 
sean nuevos y estén completos en sus componentes; considerando la participación de u . 
representante del Administrador del Contrato como opcional, y el lugar para la celebración d 
acto será determinada de común acuerdo entre la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
“Prevención y Readaptación Social” y “El Proveedor”, de acuerdo a la logística de entregat 


0 
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La entrega de “Los Bienes” será libre a bordo destino en log Lontros Federales de 
Readaptación Social No. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” y 9 “Norte” dentro de las doce semanas 
contadas a partir de la firma del presente contrato. 


La instalación y configuración de “Los Bienes”, así como la capacitación y conclusión del 
proyecto deberá ser para los Centros Federales de Readaptación Social No. 5 “Oriente”, 6 
“Sureste” y 9 “Norte”, en un plazo no mayor a setenta semanas contadas a partir de la firma del 
presente contrato o su equivalente en días naturales, 


Los eventos programados a los Centros Federales para los mantenimientos preventivos serán 
de común acuerdo entre el Soporte Técnico del Centro Federal en cuestión; el calendario para 
la ejecución de los mismos estará sujeto a cambio, de conformidad con las necesidades del 


Centro Federal que corresponda. 


Los servicios de mantenimiento correctivo deben ser realizados de acuerdo a la disponibilidad 
del servicio, tiempos de atención a fallas y atención telefónica de fallas, 


“El Proveedor” no se hace responsable de cumplir con la entrega, instalación, configuración 

capacitación en los plazos establecidos en el presente contrato; si por causas ajenas a la 
empresa no se le permiten los accesos a los Centros Federales o 'se limitan los horarios y 
espacios de trabajo; lo cual deberá hacer de conocimiento de “Prevención y Readaptación 
Social” a fin de que se considere como causal para en su caso ampliar el plazo para el 


cumplimiento del presente contrato. 


Lugar de Entrega: 


La Entrega, Instalación, Configuración, Puesta en Operación y Capacitación de los tres 
sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV IP para los Centros Federales de 
Readaptación Social No. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” y 9 “Norte”, debe ser realizado en sitio en las 


siguientes direcciones: 


CEFERESO No. 5 ORIENTE: Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, domicilio 


conocido, C.P. 91345. 


CEFERESO No. 6 SURESTE: La Villa estación Chontalpa, Ranchería Chicoacan Municipio 


de Huimanguillo, Tabasco. 


CEFERESO No. 9 NORTE: Carretera Panamericana NM. 32-400 Ciudad Juárez, C.P. 


32000, Chihuahua, Chihuahua. 


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- “El Proveedor” se obliga a constituir en la forma y términos 
previstos por la fracción Il del artículo 48 de “La L.ey”, su Reglamento y demás disposiciones 
legales vigentes, relativas y aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo 
del cumplimiento del presente contrato y su “Anexo Técnico”. 


; Para garantizar a “Prevención y Readaptación Social” el cumplimiento de este contrato, “ 


Proveedor” se obliga a entregar a “Prevención y Readaptación Social”, dentro de los 10 
(diez) días naturales posteriores a la firma del presente instrumento legal, fianza expedida por 
una afianzadora debidamente autorizada, por la cantidad de $3,747,424.54 (Tres millones, 
setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro dólares americanos 54/10 
U.S.D.), que corresponde al 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, si 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregarse en el domicilio, sito en la Ca 
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Londres No. 102, 6” piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémog, Gódigo Postal 06600, en 
México, Distrito Federal, en la Dirección de Adquisiciones de “Prevención y Readaptación 
- Social”. 


La póliza de la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución 
que la otorgue: 


A) Deberá expedirse a favor de la Tesorería de la Federación; 
B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 


C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en 
el contrato y su “Anexo Técnico”; 


D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la 
especificación de las obligaciones garantizadas; 


E) El señalamiento de la denominación o razón social de “El Proveedor”; 


F) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento to 
de tas obligaciones contractuales y emitida mediante escrito signado por el Director 
General de Administración de “Prevención y Readaptación Social”: 


G) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice 
y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 


H) Que la 'afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de. la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el 
procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose 
atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha 
Ley; 


La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma 
tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe 
confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este instrumento 
jurídico. 


En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “El Proveedor” para el cumplimiento de 
sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo Ñ 
del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza; E 


/ 


/ 


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Proveedor” y éste efectúe la 
totalidad del pago en forma incondicional, “Prevención y Readaptación Social” deberá 
cancelar la fianza respectiva, y 


En caso de incumplimiento del contrato, la garantía se hará efectiva por el monto total de la 
obligación garantizada. En caso de que por las características de “Los Bienes” entregados; 
estos no puedan funcionar o ser utilizados por “Prevención y Readaptación Social” por es e 
incompletos, ser deficientes o inservibles, o no estar debidamente instalados y configurados; 
garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; 
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Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, “Prevención y Readaptación Social” deberá 
remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 
del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se 
precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los 
sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y 
justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la 
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios distintas de las que 
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros; tratándose de entidades la 
solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. 




















Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la 
afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 


La falta de la entrega de la garantía requerida en esta cláusula, será causal de la rescisión del 
presente contrato 1 


SÉPTIMA.- IMPUESTOS.- “Prevención y Readaptación Social” aceptará el traslado del impuesto al valér 
agregado correspondiente, conforme lo establece la legislación fiscal vigente, cualquier otra 
contribución de carácter federal o local, distinta a la señalada, deberá ser cubierta por “El 


Proveedor”. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE “El PROVEEDOR”.- La calidad de “Los Bienes” materia del presente 
Contrato será de responsabilidad total por parte de “El Proveedor” de conformidad con lo 
siguiente: : : 


L- Garantizar que “Los Bienes” sean entregados en los plazos, términos y condiciones 
estipulados en el presente contrato y su “Anexo Técnico”; 


H.- Acepta ser responsable por la Entrega, Instalación, Configuración y Puesta en Operación de 
“Los Bienes”; ajustándose a las especificaciones señaladas en el presente contrato y su 
“Anexo Técnico” y a las indicaciones que al respecto reciba de “Prevención y 
Readaptación Social”, así como a las técnicas. aplicables a su actividad para lograr el 
cumplimiento del objeto previsto en el presente contrato; 


Pa 


IIL- Garantiza “Los Bienes” contra defectos de instalación, fabricación y/o vicios ocultos A 
durante 24 meses mínimo contados a partir de su puesta en funcionamiento y operación a 
entera satisfacción del Área Técnica del Centro Federal y el visto bueno de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico de “Prevención y Readaptación Social”. 


IV.- Se compromete a atender las severidades que se llegaran a presentar durante ta vigenci 
del contrato, brindando el soporte técnico y la garantía ofertada. 


V.- “El Proveedor” se sujetará a las condiciones de acceso y permanencia y se compromete - 
cumplir con las medidas de seguridad que se establezcan dentro de las instalaciones d 


“Prevención y Readaptación Social”. 
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VI.- “El Proveedor” deberá presentarse a firmar el presente contr, A caso de no hacerlo 
por causas imputables a él, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos de los artículos 60 de “La Ley” y 114 de su Reglamento. 


NOVENA.- RESTRICCIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y DE CESIÓN DE DERECHOS.- “El Proveedor” 
se obliga a no subcontratar ni a ceder en forma parcial, ni total a terceras personas físicas o 
morales, los derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los 
derechos de cobro; en cuyo caso, “El Proveedor” deberá solicitar previamente la conformidad 
a “Prevención y Readaptación Social”. 


DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN.- La administración, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento del presente contrato, estará a cargo del Licenciado Miguel Ángel Cameros 
Mesina, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Núm. 5 “Oriente”; el 
Maestro Saúl Castro Castro, Director Genera! del Centro Federal de Readaptación Social Núm. 
6 “Sureste”; y, el Licenciado Antonio Molina Díaz, Director General del Centro Federal de 
Readaptación Social Núm. 9 “Norte”; quienes conforme al artículo 84 penúltimo párrafo del 
Reglamento de “La Ley”, aplicaran oportunamente las medidas conducentes sobre cualquier 
desviación e incumplimiento a lo estipulado en el presente contrato, informando de la misma 
manera a la Dirección de Adquisiciones de "Prevención y Readaptación Social", así como a 
las instancias que así corresponda. 


Para la entrega de “Los Bienes”, previamente a la recepción en cada Centro, será necesag 
que la Dirección de Desarrollo Tecnológico de “Prevención y Readaptación Socia!” realice la 
verificación de especificaciones técnicas a través de un levantamiento New In Box, 
considerando la participación de un representante del Administrador del Contrato como 
opcional. ] 


Asimismo, para la verificación del cumplimiento de las especificaciones y correcta instalación y 
funcionalidad de los equipos, los administradores del contrato se apoyarán de los jefes de 
soporte técnico o equivalentes en cada uno de esos Centros y en caso de requerirlo necesario, 
podrán de igual manera solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico de "Prevención y 
Readaptación Social" su opinión en los aspectos técnicos. 


DECIMA 

PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- “Prevención y Readaptación Social” podrá acordar el 
incremento del monto del contrato, o de la cantidad de bienes o la cancelación de partidas, o 
parte de las cantidades originalmente estipuladas, demostrando la existencia de causas 
justificadas mediante convenio modificatorio al contrato, de conformidad con los artículos 52 de 7 
“La Ley” 91 y 22 de su Reglamento, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no 
rebase, en conjunto, el porcentaje aplicable en términos de “La Ley”. 


Cuando “Prevención y Readaptación Socia!” convenga el incremento en la cantidad de "Lo: 
Bienes”, se solicitará a “El Proveedor” la entrega de la modificación respectiva de la garantí 
de cumplimiento por dicho incremento, en términos de lo dispuesto en el artículo 103 fracción 
y último párrafo del Reglamento de “La Ley”. 


DÉCIMA 
SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.- Conforme a lo establecido en el artículo 53 de “La Ley”, f. 
: “Prevención y Readaptación Social” pactará penas convencionales a cargo de “E 
Proveedor” por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la entrega, instalación 
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puesta en marcha de “Los Bienes”; así como en atraso en la capagitación para su operación; 
las que no' excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función del importe de “Los Bienes” no entregados; o, en su caso, del valor 
total de “Los Bienes” por el Centro Federal que corresponda, cuando éstos no sean instalados 
y/o puestos en marcha y la capacitación debidamente impartida acorde a los plazos referidos 
en el presente instrumento contractual. En ambos casos la pena en mención se calculará al 
tenor de lo siguiente: 


“El Proveedor” quedará obligado ante “Prevención y Readaptación Social” a responder de 
la calidad de “Los Bienes”, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legistación aplicable. 


Si la Fecha de entrega de “Los Bienes” no ocurre en la fecha definida para ello en el presente 
contrato y su “Anexo Técnico”; y/o si su instalación, puesta a punto y/o capacitación al 
personal de “Prevención y Readaptación Social”; no se realiza dentro del plazo pactado; se 
entenderá que el retraso es imputable a “El Proveedor”. D 


En caso de actualizarse un Retraso imputable a “El Proveedor”, éste deberá enterar a | 
Tesorería de la Federación el pago del importe correspondiente por la pena convenciongA, 
misma que será determinado en función del número de días que transcurran a partir de la fecha 
definida para la entrega, instalación y puesta en marcha de “Los Bienes”; así como en atraso 
en la capacitación para su Operación; de acuerdo con lo siguiente: 


El porcentaje aplicable como pena convencional a cargo de “El Proveedor” por atraso en la 
entrega de “Los Bienes” será por el 1% (uno por ciento) diario sobre el valor de cada bien 
entregado con retraso, sin considerar el IVA. 


Ahora bien, si el atraso obedece a dilación en la instalación y/o puesta a punto de “Los 
Bienes”; o en la capacitación al personal de “Prevención y Readaptación Social”; el importe 
de la penalización a aplicar será el equivalente al 1% (uno por ciento) diario sobre el valor total 
del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, por cada uno de los Centros Federales en lo que 
se presente este retraso; lo anterior considerando que cualquiera de estas causas repercutirá 
en demora o deficiencia en la operación de “Los Bienes” adquiridos derivado del cumplimiento 
del objeto del presente contrato. 





Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de “La Ley”, 
el pago de “Los Bienes” objeto del presente contrato, quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto de penas 
convencionales. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de 
dichas penalizaciones, ni la contabilización de tas mismas para hacer efectiva la garantía, la 
cual, en su caso, se aplicará proporcionalmente al monto de las obligaciones incumplidas. 


De igual manera en apego a lo previsto del artículo 96 del Reglamento de “La Ley”, la 
acumulación de dicha pena no excederá del importe de la garantía de cumplimiento del 
Contrato y se deberá pagar mediante formato e5 o el formato que la autoridad fiscal determin 
para ello; en la institución bancaria que prefiera “El Proveedor”, el cual se efectuará a favor de/f - 
la Tesorería de la Federación; dicho formato podrá solicitarse en la página electrónica de |. 
Secretaría de Seguridad Pública www.ssp.gob.mx. 


| | Y 
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Lo anterior sin perjuicio del derecho que se reserva “Prevención yrsatapción Social” de 
optar entre exigir el cumplimiento del presente Contrato o rescín irlo; realizando para ello el 
procedimiento previsto en el presente instrumento contractual y derivado de ello hacer exigible 
el pago de la fianza que garantice el cumplimento de este contrato; misma que se encuentra 
señalada en la Cláusula Sexta. 


En caso de que las penas convencionales aplicadas rebasen de manera acumulativa el 10% 
del importe total del presente contrato, se procederá a la rescisión del Contrato. 


En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 


DÉCIMA 

TERCERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.- “El Proveedor” se hace responsable de los daños y/o perjuicios 
hasta por la totalidad de los mismos, que sus trabajadores puedan causar a bienes o a 
trabajadores de “Prevención y Readaptación Social”. 


“El Proveedor” se obliga a entregar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma 
del presente instrumento legai, en la Dirección de Adquisiciones de “Prevención 
Readaptación Social”, sita en la Calle de Londres No. 102, 6” piso, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, teléfono: (0155) 52-42- 
81-00 Ext 18916; y/o en el domicilio que para ello se le indique; una Póliza de 
Responsabilidad Civil General a favor de “Prevención y Readaptación Social”, con la cual 
se garanticen los daños y todo riesgo que pudieran causarse a la Secretaría de Seguridad 
Pública a través de su Órgano Administrativo Desconcentrado y/o a terceros en sus bienes o 
personas por una suma asegurada “de $3,747,424.54 (Tres millones setecientos cuarenta y 
siete mil cuatrocientos veinticuatro dólares americanos 54/100 U.S.D.), que equivale al 10% 
(diez por ciento) del monto total del presente Contrato sin incluir el IVA. 


Dicho importe no quedará acotado; por lo que de ser necesario, “El Proveedor” deberá 
ampliarlo para que en su caso y de ser necesario se efectúe la reparación del daño y riesgo por 
evento, o por el total resarcimiento del daño a la Secretaría de Seguridad Pública o sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados, su personal y/o terceros. Dicha Póliza deberá ser 
expedida por una compañía aseguradora establecida en territorio nacional, durante la vigencia 
del presente Contrato. 


En caso de cualquier daño, quedarán a cargo de “El Proveedor” el pago de los deducibles. 


Dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio 
nacional, en el cual se designe a “Prevención y Readaptación Social” y sus trabajadores 
como terceros beneficiarios, y de ser procedente podrá contar con renovación automática 


: : TA 
durante la vigencia del Contrato. 
En caso de que “El Proveedor” ya cuente con un seguro de responsabilidad igual a la 
requerida y que cubra la suma asegurada expedido por una compañía aseguradora establecida? 
en el territorio nacional, presentará endoso donde se designe a “Prevención y Readaptació! 


ocial” como beneficiario preferente. 


“Prevención y Readaptación Social” se libera por los daños y perjuicios a personas o a lo, 
bienes que serán utilizados y/o aportados por “El Proveedor” para la entrega de “L e 
Bienes” objeto del presente Contrato y su “Anexo Técnico”. N 


La falta de entrega de la póliza, será causal de la rescisión del presente Contrato. 
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DECIMA 

CUARTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. “El Proveedor” asumirá la 
responsabilidad total para el caso de que al entregar, instalar y poner en marcha “Los Bienes” 
y durante la capacitación que efectúe, infrinja, patentes, marcas y/o viole registros de derechos 
de autor, quedando obligado a liberar a “Prevención y Readaptación Social” de toda 
responsabilidad de carácter civil, penal, administrativa o de cualquier otra indole. : 


DECIMA 

QUINTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.- “El Proveedor” reconoce que 
por la firma del presente Contrato y su “Anexo Técnico” no adquiere derecho alguno sobre los 
derechos de propiedad industrial e intelectual de “Prevención y Readaptación Social”, sin 
que esto constituya limitación alguna, en relación a las patentes, marcas, nombres o avisos 
comerciales, derechos de autor, así como licencias, permisos, autorizaciones de uso de 
propiedad industrial e intelectual, que “El Proveedor” llegue a tener en el cumplimiento del 
presente Contrato y su “Anexo Técnico”. “Prevención y Readaptación Social” en ningún 
caso será responsable por violaciones de derechos de propiedad industrial o derechos de autor 
cometidos por “El Proveedor”. En caso de que “El Proveedor” viole algún derecho de los 
antes especificados, se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a “Prevención y 
Readaptación Social” de cualquier controversia o demanda que surja al respecto. 


De igual forma, “El Proveedor” no podrá hacer uso de cualquier tipo de publicidad, incluyendo 
el nombre de “Prevención y Readaptación Social”, sus marcas, diseños, o cualquier materi 
de propiedad industrial o intelectual de ésta. 


DÉCIMA 

SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El Proveedor” acepta en forma expresa 
que “Prevención y Readaptación Socia)” puede rescindir administrativamente el presente 
Contrato por las siguientes causas: 


A) Si no entrega, instala y/o pone en operación “Los Bienes”; y/o capacita a el 
personal dentro del plazo, lugar, fechas, condiciones y términos establecidas en este 
instrumento contractual y su “Anexo Técnico”; 


B) Si se declara en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos; 


C) Si cede o subcontrata en forma parcial o total a terceras personas físicas o morales 
los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, con excepción de los 
derechos de cobro; en cuyo caso, se obliga a solicitar previamente la conformidad a 
“Prevención y Readaptación Social”; 


D) Si no proporciona a “Prevención y Readaptación Social” en su condición d 
contratante y/o a las Dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para 
la inspección, vigilancia y supervisión de “Los Bienes” objeto del presente Contrato; 







E) Por contravención de los términos del presente Contrato o de las disposiciones de 
normatividad aplicable al caso; 
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F) Cuando “El Proveedor” no entregue la garantía de gumplimiento del presente 
Contrato y/o la Póliza de Responsabilidad Civil, que le fueron requeridas; dentro de 
los plazos establecidos para ello en el presente Contrato; 


G) En general, por cualquier otra causa imputable a “El Proveedor”, que derive O 
genere el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato y 
su “Anexo Técnico” 


H) Cuando el monto de las penalizaciones y/o deducciones iguale o supere el importe 
de la Garantía de Cumplimiento que ampara el presente contrato; lo anterior, en 
términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 53 de “La Ley”. 


“Prevención y Readaptación Social” se reserva el derecho de aplicar la pena convencional 
establecida en el presente Contrato o Rescindirlo; haciendo efectiva la garantía de cumplimento 
del mismo: lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de “La Ley”. 


“El Proveedor” en caso de decidir el Inicio de la Rescisión del presente contrato, deberá, en 
términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 98 del Reglamento de “La Ley”, dl 
acudir ante la autoridad judicial federal para obtener la declaración correspondiente. 


DÉCIMA 
SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- El procedimiento de rescisión lo realizará “Prevención y 
Readaptación Social” de la forma siguiente: 


L- Se iniciará a partir de que a “El Proveedor” le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes, 


Il. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “Prevención y 
Readaptación Social” contará con un plazo de quince días para resolver, 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Proveedor”. La 
determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a “El Proveedor” dentro dicho plazo, y 


II. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de - 
hacer constar los pagos que deba efeciuar “Prevención y Readaptación Social” por ES 
concepto de “Los Bienes” recibidos hasta el momento de rescisión. 









Iniciado un procedimiento de conciliación “Prevención y Readaptación Social”, bajo su 
responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 


Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de “Lo: 

ienes”, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de 
“Prevención y Readaptación Social” de que continúa vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 


“Prevención y Readaptación Social” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, 
cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algú 
daño o afectación a las funciones de seguridad al interior y exterior de los Centros Federale, 
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las cuales tiene encomendadas. En este supuesto, el administrador del contrato deberá 
elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos ecofñómicos, de operación o de 
seguridad que se ocasionarían con la rescisión del contrato, resultarían más inconvenientes 
para “Prevención y Readaptación Social”. 











Al no dar por rescindido el contrato, “Prevención y Readaptación Social” establecerá con “El 
Proveedor” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el 
inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las 
condiciones previstas porlos dos últimos párrafos del artículo 52 de “La Ley”. 


En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a “El Proveedor”, no procederá el 
cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas y “Prevención y Readaptación 
Social” procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95 y 100 del Reglamento de “La Ley”. 


El administrador del presente Contrato deberá de coadyuvar con la Dirección General de 
Administración de “Prevención y Readaptación Social”, a efecto de documentar en tiempo y 
forma el expediente correspondiente, tanto para incoar el procedimiento de recisión del 
presente Contrato, como para la integración del que será remitido a la Tesorería de la 


Federación. r 
DÉCIMA 
OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de “Las Partes” será responsable d 
cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte directa o indirectamente de 
caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente justificados y demostrados por la 
parte correspondiente. . 
DÉCIMA . 
NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL .- Si durante el plazo para la entrega de “Los Bienes” o durante la 


etapa de su instalación, puesta en marcha y/o capacitación previo a la conclusión total del 
proyecto, se presenta caso fortuito o fuerza mayor, “Prevención y Readaptación Social” de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 55 bis de “La Ley”, podrá suspender temporalmente en 
cualquier momento el presente Contrato; en todo o en parte, sin que ello signifique su 
terminación definitiva; en cuyo caso únicamente se pagarán “Los Bienes” que hubiesen sido 
efectivamente entregados, instalados y/o puestos en marcha y la capacitación otorgada. y 
ñ 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 

hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 


La suspensión del cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato se sustentará 
mediante dictamen emitido por el Administrador del Contrato designado por “Prevención y 
Readaptación Social”, en el que precise las razones o las causas justificadas que den origen 
a la misma. 


Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 55 Bis de “La Ley”, cuando |. 
suspensión obedezca a causas imputables a “Prevención y Readaptación Social”, previa/4- 
petición y justificación de “El Proveedor”, “Prevención y Readaptación Social” | 
reembolsará los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure es 


o) 
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suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debisamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente Contrato. 

Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere esta cláusula, serán pagados 
dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
solicitud fundada y documentada de “El Proveedor”; cumpliendo para ello con los requisitos 
previstos en el artículo 102 del Reglamento de “La Ley”. : 


VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Atento a lo previsto en el artículo 54 Bis de “La Ley”, 
“Prevención y Readaptación Social” podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando pór causas justificadas 
se extinga la necesidad de requerir “Los Bienes” originalmente contratados, y se demuestre 
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactádas; se ocasionaría algún daño 
o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. En estos supuestos “Prevención y Readaptación Social” reembolsará 
a “El Proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 


En términos del artículo 102 del Reglamento de “La Ley”, la terminación anticipada del contrato i 
se sustentará mediante dictamen emitido por el Administrador del contrato, en el que precise las 


razones o las causas justificadas que den origen a la misma, 


En el caso de terminación anticipada del contrato, para el pago de los gastos no recuperable: 
se requerirá la solicitud previa de “El Proveedor” y dicho pago será procedente cuando los 
mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. 7 


“El Proveedor” podrá solicitar a “Prevención y Readaptación Social” el pago de gastos no 
recuperables en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación 
anticipada del contrato. 


Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere esta cláusula, serán pagados a 
“El Proveedor” dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales 
posteriores a la solicitud fundada y documentada de “El Proveedor” y avalada por el 
Administrador del presente Contrato. 


VIGÉSIMA 
PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado para “Las Partes” que, el 
personal contratado para la entrega de “Los Bienes”, estará bajo la responsabilidad Única y 
djfecta de “El Proveedor”, y por lo tanto, en ningún momento se considerara a “Prevención y 
eadaptación Social” como patrón sustituto o solidario, ni tampoco a “El Proveedor” como 
intermediario; por lo que “Prevención y Readaptación Social” no tendrá relación alguna d 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedara liberado de cualquiepf + 
responsabilidad de seguridad social, obligándose “El Proveedor” a responder de cualqui 
acción legal que se pudiera presentar en contra de “Prevención y Readaptación Social”. 
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VIGÉSIMA ” 

SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.- Toda la información que sea intercambíada entre “Prevención y 
Readaptación Social” y “El Proveedor” en virtud del contrato, será considerada como 
información reservada y confidencial, las obligaciones respectivas de confidencialidad estarán 
sujetas a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental o por la Ley correlativa aplicable a “Prevención y Readaptación Social”. 


Sin menoscabo de lo expresado en el párrafo anterior, “El Proveedor” adoptará precauciones 
razonables para proteger la información reservada o confidencial de la otra como si se tratase de 
la propia. “El Proveedor” comunicará la información reservada y confidencial de la otra parte a 
sus empleados, sólo si éstos necesitan conocerla para realizar sus tareas, y tal comunicación se 
hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad impuestas por el contrato, por tal motivo, “El 
Proveedor” asume expresamente cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento 
por parte de sus respectivos empleados, socios o accionistas a las obligaciones de 
confidencialidad descritas en el contrato. 


“Prevención y Readaptación Social” notificará inmediatamente a “El Proveedor” en caso de 
descubrir el uso, revelación o divulgación no autorizados de información confidencial, y 
cooperará en forma razonable para que aquélla retome la posesión e impedirá usos no 
autorizados adicionales de dicha información; aceptando hacerse acreedor a la pena en que 
llegare a incurrir por responsabilidad penal, civil o de otra índole, aún después de la terminación 
del contrato; las personas a quienes se les proporcione la información para el cumplimiento del 
objeto del contrato y su “Anexo Técnico”, serán responsables solidariamente con “El 
Proveedor” en caso de infracción, a lo señalado en este numeral, en términos de las 
disposiciones aplicables. 


“El Proveedor” se obliga a entregar una relación de las personas que participarán en la entrega 
de “Los Bienes”, las personas a quienes se les proporcione ta información para el cumplimiento 
del objeto del presente contrato y su “Anexo Técnico”, serán responsables solidarias con “El 
Proveedor”, en caso de infracción a lo señalado en esta cláusula. 


VIGÉSIMA . 

TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y a su “Anexo Técnico”, así 
como a los lineamientos, procedimientos y requisitos que establece “La Ley” y su Reglamento; 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y disposiciones 
administrativas vigentes que le sean aplicables. 







VIGÉSIMA 
CUARTA.- JURISDICCIÓN.- En caso de controversia para la interpretación y cumplimiento del presente, así 
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo contrato, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México! 
Distrito Federal, por lo que “El Proveedor” renuncia al fuero que pudiera corresponderle e 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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Leído que fue por “Las Partes” y enteradas de su contenido y alcance legal, se fin presente contrato y su 
“Anexo Técnico”, que forma parte integrante del mismo, por cuadruplicado al calgs y al margen en todas sus 
fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el día trece de julio de dos mil doce. 








POR “PREVENCIÓN Y READ, SÍÓN SOCIAL” POR “EL PROVEEDOR” 








LIC, ART SA VIDERIQUE ING. JIBSAI MUEL TÉLLEZ XOLALPA 
DIRECTOR G AL DE ADMINISTRACION APODERADO GENERAL 





LIC. JANNET MIRIAM 
DIRECTORA D 











LIC. GONZALO VILEARÉ EAYGUERRA : 
COORDINADOR GENERAL DE/CEXTROS FEDERALES 
ón E” . 





ING. FERMÍN S. RODRIGUEA BUENO CERVANTES 
: ENOLÓGICO 


Elaboró: RV. Revisó: E.P. Vo. Bo. J.M.M.S. 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DEL “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRES SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN (CCTV) IP” PARA LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL NOS. 5 
“ORIENTE”, 6 “SURESTE” Y 9 “NORTE”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
“PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL”; Y POR LA OTRA, “BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. 
DE C.V.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD 
CON LAS CARACTERÍSTICAS Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 













Fundamento legal: Artículos 13, fracciones l, 


SECRETARIA DE : A 
SEGURIDAD PÚBLICA Transparencia y Acceso a la Información Páblica 


Periodo de reserva: 12 años. 

















DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 


“El Proveedor” tendrá a su cargo el proyecto relativo a la adquisición del Sistema de Circuito Cerrado 
de Televisión CCTV IP, para los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” 
y 9 “Norte” denominados como CEFERESOS; todos pertenecientes a “Prevención y Readaptación 
Social”, de conformidad con las siguientes etapas: 


ETAPA 4: 


Consiste en la implementación de la infraestructura necesaria en el Centro Federal de Readaptación 
Social No. 5 “Oriente” para la colocación de 690 cámaras, Se ubicarán 480 cámaras fijas tipo mini 
domo, 141 cámaras fijas exteriores con lente, 4 PTZ Robóticas, 62 PTZ tipo domo, 2 PTZ exteriores de 
medio alcance y 1 cámara PTZ exterior de largo alcance para vigilar el acceso y eventos en la periferia. 


Matriz de Distribución de Equipos para ETAPA 1: 


El siguiente sembrado de cámaras debe ser considerado por “El Proveedor” como una distribución 
temporal, la cual puede cambiar a necesidad y requerimiento del área usuaria de “Prevención y 













































































Readaptación Social”, ya que durante la realización del proyecto podrán sufrir cambios previa 
autorización de planos por parte de los usuarios finales, así como la numeración aquí establecida es 
solo para efectos de identificación interna. 
<A TejaMini | Fija | PiZMini PIZ [ Largo Medio: 
o OS o Domo | Box. Domo | Robótica |. Alcance |: Alcance 
Módulos 1, 2, 3, y 4 57 25 8 0 0 0 
Módulos 5, 6, 7 y 8 58 24 E] 0 0 0 
Módulos 9, 10, 11 y 12. 58 24 8 0 0 0 
Módulo 13, 14, 15 y 16. 66 24 8 0 0 0 
Garita. 2 3 1 0 0 0 
Juzgados y juicios orales (exterior). 0 4 1 0 0 0 
Aduana de vehículos. 0 5 2 0 0 0 
Aduana de personas. 4 3 2 0 0 o 
Ingreso. 8 2 0 0 o 0 
72 hrs. (semi círculo). 10 0 0 0 0 0 
Gobierno P.A. 9 0 0 0 0 0 
Gobierno P.B. (Centro de Control). 3 0 0 0 0 0 o 
Visita íntima. 4 0 0 pe] 0 0 
Hospital. 8 0 0 0 0 0 
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ETAPA 2: 


La implementación de la infraestructura necesaria en el Centro Federal de Readaptación Social No.:6 
“Sureste”, para la colocación de 243 cámaras, Se ubicarán 126 cámaras Mini domos fijas, 68 cámaras 
fijas tipo BOX, 42 cámaras PTZ (Pan-Tilt-Zoom), 4 cámaras PTZ robóticas y 3 cámaras térmicas de 
largo alcance para vigilar el acceso así como los cerros que se encuentran alrededor del mismo. 


Matriz de Distribución de Equipos ETAPA 2: 


El siguiente sembrado de cámaras debe ser considerado por “El Proveedor” como una distribución 
temporal, la cual puede cambiar a necesidad y requerimiento de “Prevención Readaptación Social”, 
ya que durante la realización del proyecto podrán sufrir cambios previa autorización de planos por pa 

de los usuarios finales, así como la numeración aquí establecida es solo para efectos de identificación f'* 
interna. 

















A FijaMini | Fija | PIZMin PTZ | Largo. 

a Domo. Box Domo Robótica Alcance. 

Módulo A 14 4 2 0 o 7 
Módulo B 14 4 2 o o 
Módulo C. 14 4 2 0 0 
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ETAPA 3: 





La implementación de la infraestructura necesaria en el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 
“Norte”, para la colocación de 670 cámaras. Se ubicarán 570 cámaras fijas tipo mini domo, 37 fijas tipo, 
61 PTZ Tipo Domo, 2 cámaras PTZ exterior de largo alcance para vigilar el acceso así como los cerros 


que se encuentran alrededor del mismo. 


Matriz de Distribución de Equipos para ETAPA 3: 


El siguiente sembrado de cámaras debe ser considerado por “El Proveedor” como una distribución 
temporal, la cual puede cambiar a necesidad y requerimiento del “Prevención y Readaptación 
Social”, ya que durante la realización del proyecto podrán sufrir cambios previa autorización de planos 
por parte de “Prevención y Readaptación Social”, así como la numeración aquí establecida es solo 


para efectos de identificación interna. 



























































. Área Mini Fija | Plz | Largo 
poo E |. Domo. | Box. Domo - ¡Alcance 

Móduio 1 -- Baja Seguridad. 34 3 3 0 

Módulo 2 — Baja Seguridad. 34 3 3 0 

Módulo 3 — Baja Seguridad. 34 3 3 0 

Móduio 4 — Baja Seguridad. 34 3 3 0 

Módulo 5 — Baja Seguridad. 34 3 3 o 

Módulo 6 -- Baja Seguridad. 34 3 3 o 

Móduio 1 — Alta Seguridad. T7 3 4 0 . 
Módulo 2 — Alta Seguridad. Tí 3 4 0 
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Módulo 3 — Alta Seguridad. 


Al 
a] 





Garita. 





Aduana de personas. 





Aduana de Vehículos. 





Estacionamiento. 





Locutorios Temporales. 





Revisión. 





Arriba Comedor. 





Rampa. 





Túnel. 





Gobierno. 





Control. 





Locutorios. 





Ingreso. 





Comandancia. 


aloja [mjojm nj jaleo jojo 





Hospital. 





Visita intima. 





coc. 





Diamante 1. 





Diamante 2. 





Diamante 3. 





Diamante 4. 





Diamante 5. 





Diamante 6. 





Servicios Generales, 





Familiares. 





Pasillos. 





Almacén. 





Sites. 





Torres. 
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ALCANCE DEL PROYECTO: 


Para cada una de Las Etapas “El Proveedor” realizará labores de instalación en cada uno de los 
CEFERESOS, tales como: Una nueva red de ductos para interconectar los diferentes sistemas en una 
estructura de arquitectura distribuida, la cual estará conectada al centro de control a través de una red 
de fibra óptica. De igual manera en cada Centro Federal se creará una red eléctrica conectada al UPS 
principal con respaldo en cada uno de los cuartos de equipo. 


Estas señales se integrarán con el sistema de grabación de imágenes, que permitirá grabar las 
imágenes generadas por las cámaras en un periodo máximo de 30 días, 15 fps (M2) 4CIF de resolución. 


En cada uno de los CEFERESOS que forman parte de este proyecto, “El Proveedor” realizará el 
diseño y la construcción del cuarto de interconexión (IDF). 


“El Proveedor” manifiesta que el proyecto en cada una de sus etapas contempla una red de datos 
alta velocidad (Gigabit Ethernet) en cobre y fibra óptica así como la instalación en servidores 


estaciones de trabajo con tecnología de alto nivel. 


) 
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“El Proveedor” proporcionará un sistema de energía interrumpible de (30 KVA, adicional a la que 
cuenta el MDF actualmente en los Centros Federales que forman parte de este proyecto, el cual 
garantizará que el sistema esté en funcionamiento por un periodo de 15 (quince) minutos, y estará 
conectado directamente a la planta de emergencia de los CEFERESOS. 


En el centro de control se adecuará de tal manera que pueda recibir las estaciones de trabajo para el 
monitoreo total del sistema. 


Postes para las Cámaras de Largo y Medio Alcance: 
“El Proveedor” manifiesta que tanto las cámaras de medio como las de largo alcance serán montadas 
sobre postes, estos cubrirán las caracteristicas adecuadas de dimensiones y soporte. 


Dependiendo el tipo de cámara, la ubicación dentro del Centro y el área que sea necesario cubrir las 
dimensiones y características de cada poste variaran. 


Sistema de Pararrayos: 

Con el fin de proteger el sistema y los equipos instalados en el Centro, “El Proveedor” colocará un 
sistema de pararrayos. Este sistema será instalado en el punto más alto del Centro Federal, se 
considera que sea instalado en los postes de las cámaras de medio y largo alcance. 


Sistema de Tierra: 

“El Proveedor” instalará un sistema de tierra independiente para el uso del sistema y equipos 
colocados en el Centro como parte del proyecto de CCTV. Este sistema proveerá protección exclusiva a 
los equipos que pertenecen a este proyecto, no protegerá a todo el Centro y/o sus sistemas. 


En el centro de control se adecuará de tal manera que pueda recibir las estaciones de trabajo para el 
monitoreo total del sistema. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 


Todas las cámaras PTZ referidas en el presente “Anexo Técnico” que se instalen en cualquiera de los 
CEFERESOS deberán cumplir con las siguientes características: 























Resolución. 1.3 Megapíxeles. 
Compresión. H.264 o MPEGA4. 
Zoom mínimo. 18X óptico con autoenfoque. 
CCD. 113”. 
Día / Noche. Si, automático. 
Pan/Tilt. Pan 360* Continuo, Tilt 5* a -90* de alta velocidad. É / 
Wide dynamic range, compresión, color, 
Características de imagen. Brillo, contraste, balance de blancos, 
Compensación de luz trasera. 
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Seguridad. Protección por contraseña. 





Protoc. Mínimos Soportados. IPv4/v6, HTTP, UPNP, SNMP, TCP, UDP, IGMP, DHCP. 











. Alimentación. 24 VAC en High Power sobre Ethernet (High PoBE). 








Software: - 
Todo software de los sistemas de CCTV referido en el presente “Anexo Técnico” que se instale por “El 
Proveedor” en cualquiera de los CEFERESOS, deberán cumplir con las siguientes características. 


Características: 
+. Estructura abierta — Multi-vendedor Codec y soporte de cámara PTZ. 


s . Estructurado para servir al cliente. 
+» Navegación en contenido de imagen (ICN por sus siglas en inglés). 


+ Escalable mediante módulos flexibles que puedan agregarse y mejorar la gestión en 
administración de seguridad. 


» Pantalla de video. 

» Opcional pueda integrar funcionalidad de RFID (por sus siglas en inglés) y código de barras. 

+ Sistema de administración de alarmas con disparos configurables, acciones y almacenamiento. 
e Interface intuitiva y accesible al usuario con agrupamiento de imágenes de video. 

+. Múltiple sistema de administración y soporte. 

+ Servidor de operación de DVR y NVR. 

+ Registro! Programación/Grabación y Recordatorio de eventos. 


+ Sistema automatizado de Hora/Fecha/Evento/Actividad/Opciones de búsqueda en el contenido 
de video. 


+  Video-Original y exportación transcodificada AVI. 

*«  Medio/Completo audio dúplex. 

e Matriz virtual de conmutación con soporte y decodificador del hardware. 
+ Servidor multidifusión para redes no-multi-difusoras. 

+ Servidor múltiple, servicio y soporte para sistemas distribuidos. 

+ Registro de parámetros y generador de reporte. 


De igual manera, el sistema debe ser un administrador avanzado de redes de video grabación en 
plataforma (NVR) que tenga control de circuitos de vigilancia, para hacerlo más simple y efectivo. Debe 
estar basado en estándares arquitectónicos abiertos. El sistema debe dar libertad de crear redes de 
vigilancia integradas. 


El sisiema a futuro debe permitir la integración con nuevos productos y tecnologías de diversos 
fabricantes. 


Que pueda personalizar mediante interface cada necesidad individual, que permita acceso simultáneo 
video en vivo o grabado, que sea amigable para cualquier usuario para operar y controlar el sistema. 
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Deberá contar con un administrador de video, pantalla de visualización, alarma, grabación y 
reproducción que soporte para una gran variedad de cámaras, servidores de grabación u operador. 


Deberá contar con funciones para Navegación de imagen (ICON) e interacción de video a mapas en vivo 


en 2.5D. 


De igual manera deberá contar con flexibilidad de administración de una o múltiples locaciones sin 
importar el tamaño de la instalación, dando soporte una gran cantidad de cámaras de acuerdo a las 


necesidades del Centro. 


Deberá ser escalable. El número de cámaras, clientes y almacenamiento pueda incrementarse con 


facilidad. 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 


integración: 


+ Soporte protocolos comunes de cámaras PTZ. 

« Soporte cámaras IP de múltiples vendedores. 

+ Soporte Codificadores y decodificadores de múltiples vendedores. 
+ Soporte analíticas de video inteligente de múltiples vendedores. 


+ Soporte transmisión IP; MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264. 


e Resolución hasta de 4C1F; Tips — 30fps. 


e Banda administrada de 9.6Kbps — 8Mbps por canal, hasta 64 canales por servidor; y hasta 5% 


servidores por sistema. 


Audio: 


+  Dualidad completa; Dualidad media; presionar para Habiar / Conexión permanente. 


Visualización: 
+ Diversos modos configurables de pantalla. 
*  1-una salida de video. 
»  4-2x2 salidas de video. 
*  9-3x3 salidas de video. 
e 16 4x4 salidas de video. 
e  1/7—1 grande y 7 chicos. 
« 2/82 grandes y 8 chicos. 


e Diseños preestablecidos con conexiones pre-configuradas. 


« Mapa 2.5D base GUI configurable. 
* Arreglos del monitor configurables. 
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+ Grabación de eventos y programación manual. 


+ Estación local de grabación. 


Reproducción: 


* Reproducción de un canal, múltiples canales o sincronizado. 
+ Normal, X2, X4, reversa, reproducción cuadro por cuadro. 
e Búsqueda por tiempo y fecha; Análisis de contenido de video. 


. Exportación Nativa o AVI. 


Exportación: 


= - AVI -— Puesto en función con cualquier medio de reproducción (media player), sin necesidad de 
una instalación previa de algún programa o software. Ñ 


+ Nativo — Secuencia original grabada puesta en función con un reproductor de media 
independiente sin necesidad de una instalación previa de algún programa o software. 


Alarma: 
+ Disparo configurable. 


Administrador: 


+ El usuario pueda definir el programador de alarmas. 


+ Integración de terceras alarmas vía función 1/0. 


Usuario: 


+» Base de datos con inicio de sesión, contraseña y detalles de contacto. 


Administrador: 


+ Perfiles de usuario con permiso y herramientas de acceso configurables. 


Registro e Informes: 


+ Sistema integral de registro de alarma de auto diagnóstico y registro de eventos; Pista d 
registro de usuario; Termino de sesión y funciones de archivamiento; Aplicación integral de 
informe con filtros de clasificación avanzados. 


Módulos Agregados: 
Mapa 2.5D. 


Módulos de Navegación de Imagen (ICN). 


Módulo móvil. 

Centro de control multi sistema. 
Respaldo de sistema y grabación. 
Pantalla de video. 

Cliente Web. 
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Servidores: 


Servidores (procesador) Xeon E5 Quad Core, 2 Discos Duros de 146 Gb a 15 KRPM, 8GB RAM, 2 
Puertos de red 1GB. 


El equipo incluirá el licenciamiento para el uso de software: operativo, de administración y aplicaciones. 
Optimizado para la plataforma de administración de video en red. 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS: 

El desglose que se anexa a continuación como parte del “Anexo Técnico” para el proyecto de 
adquisición del sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV IP para los Centros Federales de 
Readaptación Social Nos. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” y 9 “Norte”, debe ser tomada como una lista 
preliminar ya que durante la realización del proyecto pueden surgir cambios o modificaciones a lo aquí 
establecido 


CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 5 “ORIENTE”. 


Equipo: 
































Aire acondicionado de 10 toneladas tipo Paquete para Centro de Control. Pza. 1 
Aire acondicionado de 5 toneladas para el SITE. Pza. 2 
Aire acondicionado de 3 tonetadas para IDF. Pza. 7 
Gabinete refrigerado de 40U. Pza. 11 
Raids (storage) [SCSI de 32TB (16 disco duros de 2TB). : Pza. 22 
Servidores (11 srv + 1 sys) Xeon E5 Quad Core, 8GB RAM, 2 Puertos de red 1GB, Pza. 12 
Tarjeta de red, con 2 puertos de 1GB, para los servidores. Pza. 12 





Switch 48 ptos capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de 


























administración y cable de alimentación eléctrica). Pa. $ 
Switch 24 ptos capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de 

a se . se ar Pza. 5 
administración y cable de alimentación eléctrica). 
Switch POE 24 ptos capa 3 10/100/1000 (incluye cable de administración y cable de Pza 18 
alimentación eléctrica). - : 
Switch 24 ptos de Fibra Óptica (incluye cable de administración y cable de Pza 2 
alimentación eléctrica). Ñ 
Tarjeta SPP de F.O. Monomodo, hasta 10GB. Pza. 18 
Tarjeta SFP de F.O, Multimodo 62.5/125, hasta 1GB. Pza. 35 
UPS 30 KVA con banco de baterías para 30 minutos. Pza. 1 
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Supresor de Picos y Armónicas. : Pza. 1 
Acondicionador de Voltaje. Pza. 1 
UPS 11 KVA para IDF con banco de baterías para 30 minutos. Pza. 7 
Monitor de KVM con teclado y mouse para rack. Pza. 1 
Switch KVM 12 puertos. Pza. 1 





Gabinetes 40U con ventiladores, fabricado en acero con puertas ltaterales 
desmontables, puerta trasera y delantera abatibles, Incluye Tira de contactos para | Pza. 14 
corriente regulada certificado. 





Workstation (10 VW + 22 OPR + 1 SUP) ¡7 Quad core, 8GB RAM, Tarjeta VGA 











Nvidia 1GB. Pza [33 
Joystick (22 OPR + 1 SUP). : Pza. 23 
Monitor de 24" LED (2 por 22 OPR + 2 por 1 SUP) (16 Ch. por Monitor). Pza. A6 
Monitor de 80" LED (Video Wall). Pza. 10 





Cámara Fija IP tipo Mini Domo, POE, Progressive CMOS 1/3", Día y Noche, al 
menos de 3 Megapixel, incluya Lente Verifocal de 3-2mm, Fuente y Gabinete 1P66, | Pza. 480 





















































NEMA 4x y IK10 Certificado. 

Cámara Fija BOX 1P, POE, Progressive CMOS 1/2.5", Día y Noche, al menos 3 

Megapixel, incluye Lente Verifocal de 3.5-10mm, Fuente y Gabinete IP66 y NEMA | Pza. 141 
4X Certificado. 

Cámara PTZ IP tipo Robótica, CCD 1/4”, 32X, Día y Noche, incluye Lente 3.4- Pza, 4 
119mm, Fuente y Gabinete [P66 y NEMA 4X Certificado. z 

Cámara PTZ IP tipo Domo, Progressive CCD 1/3”, Día y Noche, 1.3 Megapixel, 

Incluye Lente 4.7-84.6mm, Fuente y Gabinete IP66 y NEMA 4X Certificado, 100-240 | Pza. 62 
VAC. 

Cámara PTZ exterior de medio alcance (3KM) con elemento día y térmica, incluye Pza 2 
poste y montaje. 7 

Cámara PTZ exterior de largo alcance (5KM) con elemento día y térmica, incluye Pza 4 
poste y montaje. : 

Codificador de un canal para cámaras Robóticas y de Largo y Medio Alcance. Pza, 7 
Controlador (Keyboard + Joystick) para cámara de largo y medio alcance. Pza. 3 
Fibra Óptica, MultiMode, de 6 Hilos, 62.5/125 Mtr 1500 
Fibra Óptica, MuitiMode, de 12 Hilos, 62.5/125. Mtr. 2000 
Fibra Óptica, Single Mode, de 6 Hilos, 62.5/125, Mír. 1700 
Fibra Óptica, Singie Mode, de 12 Hilos, 62.5/125. Mtr. 1250. 
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Material: 


“El Proveedor” se encargará de proveer el material necesario para la correcta instalación y puesta en 
marcha de los equipos que forman parte del proyecto, el material será suministrado conforme a los 
avances de! proyecto y cubrirá las necesidades específicas de cada equipo y el Centro Federal. 


CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 6 “SURESTE”. 






























































Equipo: 
DESERBCION UM] CANFISAD 

Aire acondicionado de 10 toneladas tipo Paquete para Centro de Control. Pza. 1 
Aire acondicionado de 5 toneladas para el SITE. Pza. 2 
Aire acondicionado de 3 toneladas para IDF. Pza. 2 
Gabinete refrigerado de 40U. Pza. 7 
Raids (storage) ISCSI de 32TB (16 disco duros de 2TB). Pza. 8 
Servidores (4 srv + 1 sys) Xeon E5 QuadCore, 8GB RAM, 2 Puertos de red 1GB. - Pza. 
Tarjeta de red, con 2 puertos de 1GB, para los servidores. Pza. 
Switch 48 ptos. Capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de 

_ sa . se 2er Pza. 2 
administración y cable de alimentación eléctrica). 
Switch 24 ptos. Capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de 

o e . sn 24 Pza. 2 
administración y cable de alimentación eléctrica). 
Switch POE 24 ptos capa 3 10/100/1000 (inciuye cable de administración y cable de Pza 8 
alimentación eléctrica). i 
Tarjeta SFP de F.O. Monomodo, hasta 10GB. Pza. 6 
Tarjeta SFP de F.O. Multimodo 62.5/125, hasta 1GB. Pza. 9 
UPS 30 KVA con banco de baterías para 30 minutos. Pza. 1 
Supresor de Picos y Armónicas. Pza. 1 
Acondicionador de Voltaje. Pza. 1 
UPS 11 KVA para IDF con banco de baterias para 30 minutos. Pza. 5 
Monitor de KVM con teclado y mouse para rack. Pza. 1 
KVM Switch 12 puertos. Pza. 1 
Gabinetes 40U con ventiladores, fabricado en acero con puertas laterales E 
desmontables, puertas trasera y delantera abatibles, Incluye Tira de contactos para | Pza. 7 
corriente regulada certificado. 
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Hi —— BESCRIBCIÓN: á | CANTIDAD 
Workstation (6 VW + 8 OPR + 1 SUP) 17 Quad core, 8GB RAM, , Tarjeta VGA ! Nvidia p: 4 
1GB. za. 5 
Joystick (8 OPR + 1 SUP). Pza. 9 
Monitor de 24" LED (2 por 8 OPR + 2 por 1 SUP) (16 Ch. par Monitor). Pza. 18 
Monitor de 80” LED (Video Wall). Pza. 6 
Cámara Fija IP tipo Mini Domo, POE, Progressive CMOS 1/3", Día y Noche, al menos 
de 3 Megapixel, incluye Lente Varifocal 3-9mm, Fuente y Gabinete IP66, NEMA 4x y | Pza. 126 
1K10 Certificado. 

Cámara Fija BOX IP, POE, Progressive CMOS 1/2.5", Día y Noche, de al menos 3 

Megapixel, incluye Lente Verifocal 3.5-10mm, Fuente y Gabinete IP66 y NEMA 4X | Pza. 68 
Certificado. 

Cámara PTZ1P tipo Robótica, CCD Y”, 32X, Día y Noche, Incluye Lente 3.4-119mm, Pza 4 
Fuente y Gabinete IP66 y NEMA 4X Certificado Ñ 

Cámara PTZ IP tipo Domo, Progressive CCD 1/3”, Día y Noche, 1.3 Megapixel, 

Incluye Lente 4.7-84.6mm, Fuente y Gabinete 1P66 y NEMA 4X Certificado, 100-240 | Pza. 42 
VAC. 

Cámara PTZ exterior de largo alcance (B3KM) con etemento día y térmica, incluye Pza 3 
poste y montaje Ñ 

Codificador de un canal para cámaras Robóticas y de Largo Alcance. Pza. 7 
Controlador (Keyboard + Joystick) para cámara de largo y medio alcance. Pza. 3 
Fibra Óptica, Multi Mode, de 6 Hilos, 62.5/125. Mtr. 1500 
Fibra Óptica, Multi Mode, de 12 Hilos, 62.5/125. Mtr. 500 
Fibra Óptica, Single Mode, de 6 Hilos, 62.5/125. Mtr. 1000 











Material: 


“El Proveedor” se encargará de proveer el material necesario para la correcta instalación y puesta en 
marcha de los equipos que forman parte del proyecto, el material será suministrado conforme a los 
avances del proyecto y cubrirá las necesidades específicas de cada equipo y el Centro Federal. 


CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 9 “NORTE”. 

















Equipo: 

DESCRIECIÓN E UN. | CANTIDAD 
Aire acondicionado de 10 toneladas tipo Paquete para Centro de Control. Pza. 1 
Aire acondicionado de 5 toneladas para el SITE. Pza. 2 
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BESCRIECIÓN UM | CANTIDAD. 
Aire acondicionado de 3 toneladas [DF. Pza. 7 
Gabinete refrigerado de 40U, Pza. 11 
Raids (storage) ISCSI de 32TB (16 disco duros de 2TB). Pza. 21 
Servidores (11 srv + 1 sys) Xeon E5 Quad Core, 8GB RAM, 2 Puertos de red 1GB. Pza. 12 
Tarjeta de red, con 2 puertos de 1GB, para los servidores Pza. 12 
Switch 48 ptos capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de administración y Pza 1 
cable de alimentación eléctrica). 7 
Switch 24 pios capa 3 10/100/1000 con módulo SFP+ (incluye cable de administración y Pza 3 
cable de alimentación eléctrica). 7 z 
Switch POE 24 ptos capa 3 10/100/1000 (incluye cable de administración y cable de Pza 28 
alimentación eléctrica). z 
Switch 24 ptos de Fibra Óptica (incluye cable de administración y cable de alimentación Pza 1 
eléctrica). " 
Tarjeta SFP de F.O. Monomodo, hasta 10GB. Pza. 18 
Tarjeta SFP de F.O. Multimodo 62.5/125, hasta 1GB. Pza: 21 
UPS 30 KVA con banco de baterías para 30 minutos. Pza. 1 
Supresor de Picos y Armónicas. Pza. 1 
Acondicionador de Voltaje. Pza. 4 
UPS 11 KVA para [DF con banco de baterías para 30 minutos. Pza. 7 
Monitor de KVM con teclado y mouse para rack. Pza. 1 
KVM Switch 12 puertos. Pza. 1 
Gabinetes 40U con ventiladores, fabricado en acero con puertas laterales 
desmontables, puertas trasera y delantera abatibles, Incluye Tira de contactos para ¡| Pza. 10 
corriente regulada certificado, 
Workstation (10 VW + 21 OPR + 1 SUP) i7 Quad core, 8GB RAM, Tarjeta VGA Nvidia 
1GB Pza. 32 
Joystick (21 OPR + 1 SUP). Pza. 22 
Monitor de 24” LED (2 por 21 OPR + 2 por 1 SUP) (16 Ch. por Monitor). Pza. 44 
Monitor de 80" LED (Video Wall). Pza. 10 
Cámara Fija IP tipo Mini Domo, POE, Progressive CMOS 1/3”, Día y Noche, al menos 
de 3 Megapixel, incluye Lente Verifocal 3-9mm, Fuente y Gabinete IP66, NEMA 4x y | Pza. 570 
IK10 Certificado. 
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Rúbrica del Titular de la Unidad Desh 
Lic. Gonzald VIBE FGéerra 
o DESCRIPCIÓN a | CANTIDAD - 
Cámara Fija BOX IP, POE, Progressive CMOS 1/2.5", Día y Noche, al menos de 3 
Megapixel, incluye Lente Verifocal 3.5-10mm, Fuente y Gabinete IP66 y NEMA 4X | Pza. 37 
Certificado. 
Cámara PTZ IP tipo Domo, Progressive CCD 1/3", Día y Noche, 1.3 Megapixel, Incluye Pza 61 
Lente 4.7-84.6mm, Fuente y Gabinete |P66 y NEMA 4X Certificado, 100-240 VAC. Ñ 
Cámara PTZ exterior de largo alcance (5KM) con elemento día y térmica, incluye poste Pza 2 
y montaje. . 
Codificador de un canal para cámaras Robóticas y de Largo Alcance. Pza, 2 
Controlador (Keyboard + Joystick) para cámara de largo y medio alcance. Pza. 2 
Fibra Óptica, MultiMode, de 6 Hilos, 62.5/125. Mtr. 3000 
Fibra Óptica, Single Mode, de 6 Hilos, 62.5/125. Mtr. 3000 
Material: 


“El Proveedor” se encargará de proveer el material necesario para la correcta instalación y puesta en 
marcha de los equipos que forman parte del proyecto, el material será suministrado conforme a los 
avances del proyecto y cubrirá las necesidades especificas de cada equipo y el Centro Federal. 














ESTÁNDARES: 
AENT-DCSE-515 v1.1. — | 1809002. 
IEEE 802.3. 


COMPRESIÓN DE VIDEO. 

HU-T H.264 (MPEG-4 PARTE 10/AVO), Y MOTION JPEG. 
COMPRESIÓN DE AUDIO. 

AAC-LC. 

TFU-T G.711. 

U-T G.726. 

SEGURIDAD. 

IEEE 802.1X. 

Energía: 

EEE 802.3at. 

ESTÁNDARES. 

ONVIF. 

FCC PARTE 15 SUBPARTE B CLASE B. 
[EC 60529. 

IEC 60721-4-3 CLASE 3K3. 


1EC 60068-2. 


SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO. 





CÁMARA CCTV. AENT-CCCTV-545 v1.4, 
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ARQUITECTURA Y ESTÁNDARES 
__  SAFTIOOG/PYRSIN/O10612 
ESTÁNDARES. 
AENT-SVBD-518 v1.2. — | lEC 60950. 

FCC Parte 15 clase A. 


ESTÁNDARES. 

AENT-SWA3-515 v1.3. — | IEEE 802.1. 
IEEE 802.3. 

ESTÁNDARES. 

TIA/ElA-568-B,2. . 

ANSI/TIA/ElA-568-B,2-10. 

ISONEC 11801:2002/Amd 1:2008 

ESTÁNDARES. 


IEC 62040-2. 
[EC 62040-3". 








SERVIDOR. 





SWITCH. 














CABLEADO 
FIBRA OPTICA. 


DE lA ENT-CCU-515 V1.1. 











AENT-SUPS-515 v1.1. 








DESCRIPCIÓN DE SEVERIDADES: 


e  Severidad 1.- Son aquellas deficiencias de operación en las cuales el sistema deja de operar 
completamenté. Para este tipo de severidad, habrá una respuesta inmediata vía telefónica por 
parte de “El Proveedor”, mediante la asignación de un ingeniero de soporte vía telefónica en 
un tiempo máximo de 2 horas, con tiempo máximo de solución en 2 horas a partir de que inicia 
la atención del ingeniero de soporte telefónico. En caso de que el ingeniero de soporte técnico 
telefónico determine que la falla debe ser atendida en sitio, se contará con 8 horas para 
presentarse en el lugar de la falla y 2 horas adicionales para que el ingeniero de soporte en sitio 
dé solución definitiva a la falla. 


e  Severidad 2.- Son todas aquellas deficiencias de operación en las cuales el sistema deja de 
operar parcialmente, es decir, dejan de operar algunas funcionalidades del sistema pero las 
funcionalidades básicas continúan operando y el sistema se mantiene estable. Para este tipo de 
severidad, habrá una respuesta inmediata vía telefónica por parte de “El Proveedor”, mediante 
la asignación de un ingeniero de soporte vía telefónica en un tiempo máximo de 4 horas, con 
tiempo máximo de solución en 4 horas a partir de que inicia la atención del ingeniero de soporte 
telefónico. En caso de que el ingeniero de soporte técnico telefónico determine que la falla debe 
ser atendida en sitio, se contará con 12 horas para presentarse en el lugar de la falla y 4 horas 
adicionales para que el ingeniero de soporte en sitio dé solución definitiva a la falla. 


+  Severidad 3.- Son aquellas deficiencias de operación mínimas del sistema, es decir, dejan de 
operar algunas funcionalidades no fundamentales para que el sistema siga operando 
normalmente. Para este tipo de severidad, habrá una respuesta inmediata vía telefónica por 
parte de “El Proveedor” mediante la asignación de un ingeniero de soporte vía telefónica en 
un tiempo máximo de 8 horas, con tiempo máximo de solución en 12 horas a partir de que inicia 
la atención del ingeniero de soporte telefónico. En caso de que el ingeniero de soporte técnico 
telefónico determine que la falla debe ser atendida en sitio, se contará con 24 horas para 
presentarse en el lugar de la falla y 8 horas adicionales para que el ingeniero de soporte en sitio 
dé solución definitiva a la falla. 


+. Severidad 4.- Los casos de este nivel de severidad son aquellas solicitudes de cambio en la 
configuración del sistema o solicitudes de información del mismo. Estos casos no presenta, 
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riesgos a la operación del sistema. Para este tipo de severidad, habrá b, respuesta inmediata 
vía telefónica por parte de “El Proveedor” mediante la asignación de un ingeniero de soporte 
vía telefónica en un tiempo máximo de 12 horas, con tiempo máximo de solución en 24 horas a 
partir de que inicia la atención del ingeniero de soporte telefónico. En caso de que el ingeniero 
de soporte técnico telefónico determine que la falla debe ser atendida en sitio, se contará con 
24 horas para presentarse en el lugar de la falla y 12 horas adicionales para que el ingeniero de 
soporte en sitio dé solución definitiva a la falla. 


- Los tiempos se toman de manera independiente, es decir que los tiempos de respuesta en sitio 
comienzan a contar a partir de que el ingeniero de soporte técnico telefónico designado por “El 
Proveedor”, determina que no puede solucionar la falla dentro del tiempo máximo de respuesta o que 
por sus características es necesario que se presente un ingeniero en sitio para solucionarla. 


EL SOPORTE TELEFÓNICO QUE DARÁ “EL PROVEEDOR” INCLUYE: 


e Resolución de consultas sobre operación de hardware y software. 

+ Descripción de acciones para resolver inconvenientes que se puedan presentar. 

e Sugerencias para resolver problemas cuando el daño presentado sea causado por factores 
externos a los equipos. 

»  Escalabilidad al fabricante de los equipos para la resolución de problemas de difícil solución. 


“El Proveedor” contará con un stock de refacciones en sus instalaciones suficiente para atender las 
necesidades al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en cada uno de los CEFERESOS. 


Falla del Equipo Durante el Periodo de Garantía: 

Como resultado del servicio efectuado por “El Proveedor”, durante el periodo que comprende la 
garantía del servicio por fallas de “Los Bienes”, “El Proveedor” deberá realizar la reparación del 
equipo que resulte con fallas que puedan ser solventadas dentro de la misma locación con herramienta 
de campo convencional. 


Mantenimientos Preventivos: 

“El Proveedor” debe realizar 4 (cuatro) mantenimientos preventivos mayores a cada Sistema 
Circuito Cerrado de Televisión IP instalado por Centro Federal, durante dos años contados a partir 
la entrega del proyecto (2 por año) en cada uno de los CEFERESOS. 


Este mantenimiento comprende: 
+. Limpieza y depuración de la base de datos. 
+ Respaldo del sistema operativo. 
«e Respaldo de configuración funcional. 
+ Respaldo y recuperación de streams en discos duros. 
» Actualización de passwords. 
+ Upgrades de software. 
e Limpieza, ajuste de cámaras y lentes. 
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CONSIDERACIONES GENERALES. 


GARANTÍA: 


El plazo de la garantía de “Los Bienes” que conforman el sistema de Circuito Cerrado de Televisión 
CCTV IP para los Centros Federales de Readaptación social No. 5 “Oriente”, 6 “Sureste” y 9 “Norte”, 
será de 24 (veinticuatro) meses a partir de la entrega, instalación, configuración y puesta a punto. 
Además “El Proveedor” se obliga a realizar la reparación del equipo que resulte con fallas y realizar 4 
mantenimientos preventivos mayores a “Los Bienes”, contados a partir de la entrega, instalación, 
configuración y puesta a punto, en cada uno de los CEFERESOS, durante el mismo periodo de garantía 


ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO: 
“El Proveedor” otorgará asistencia telefónica de forma inmediata, y en caso de requerir la presencia 


del técnico especializado, “El Proveedor” se compromete a que este se presente de acuerdo a la 
disponibilidad del servicio, tiempos de atención a fallás y atención telefónica de fallas. 


PRECIO UNITARIO DE “LOS BIENES”: 


CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 “ORIENTE” 












1 ARREGLO DE DISCO DE 32TB ISCSi 











AD) PZA 22 $30,150.00 |  $663,300.00 
MONITOR LED 80” EXTRA PLANO + 

2 MONTAJE PARA PARED PZA 10 $6,800.00 $68,000.00 
MONITOR PLANO DE LED DE 24 DE 

3 ALTA RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN EN | PZA 46 $685.00 $31,510.00 
127 VCA 
CAMARA ' IP FIJA MINIDOMO DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 

4 MONTAJE LENTE VARIFOCAL Y | P4 480 $4,298.25 | $2,063,160.00 


GABINETE ANTIVANDÁLICO 





CAMARA IP PTZ MINIDOMO DE ALTA 

RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
5 CON MONTAJE, LENTE VARIFOCAL Y | P2 82 $6,014.00 372,868.00 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 





CAMARA FIJA BOX 1P_ DE ALTA . 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 

6 MONTAJE LENTE VARIFOCAL Y| P% 141 $3,826.64 539,556.24 

GABINETE ANTIVANDÁLICO 








CAMARA DE LARGO ALCANCE CON 





























7 ELEMENTO TÉRMICO PZA 1 $5142,800.00 142,800.00 
CAMARA DE MEDIO ALCANCE CON 
8 ELEMENTO TÉRMICO PZA 2 $85,400.00 170,800.00 ll 
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CANTIDAD |, 








CAMARA IP PTZ TIPO ROBOTICA 4 $11,175.00 $44,700.00 





EQUIPO DE CONECTIVIDAD INCLUYE 6 
SWITCHES GIGABIT ETHERNET DE 48 
PUERTOS CON MODULOS SFP +, 5 
SWITCHES GIGABIT ETHERNET DE 24 
10 PUERTOS CON MODULOS SFP +, 18 LOTE 1 $317,150.00 $317,150.00 
SWITCHES POE GIGABIT ETHERNET DE 
24 PUERTOS Y 2 SWITCHES DE FIBRA 
OPTICA DE 24 PUERTOS + 
CONFIGURACIÓN 





FIBRA OPTICA (MONOMODO Y 


a MULTIMODO DE 6 HILOS Y DE 12 HILOS) 


LOTE 1 $382,000.00 $382,000.00 





ADECUACIÓN DEL ¡DF INCLUYE OBRA 
12 CIVIL, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOTE 7 $135,600.00 $949,200:00 
DATOS, RACKS, AIRE ACONDICIONADOS 





ADECUACIÓN DE MDF PARA LA 
INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS 
SEÑALES DEL SISTEMA, INCLUYE 


13 MOBILIARIO, SERVIDORES, LOTE 1 $1,920,550.00 | $1,920,550.00 
WORKSTATIONS, OBRA CIVIL CON 
ACABADOS 





INSTALACIÓN DEL SISTEMA INCLUYE | 
CANALIZACIÓN EN — TUBERIA, LA 
ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA 
MONTAJE DE CAMARAS, INSTALACIÓN 
ELECTRICA, RACK DE MONTAJE DE 
EQUIPO, PATCH PANEL, ORGANIZADOR 
DE FIBRA OPTICA, CABLEADO UTP, 
DUCTERIA, MONTAJE DE EQUIPO 


14 “LOTE 1 $2,900,050.00 | $2,900,050.00 





INGENIERIA DE DETALLE, INGENIERÍA 


15 CONCEPTUAL, MEMORIA TÉCNICA LOTE 1 $325,000.00 $325,000.00 





SISTEMA PARA MANEJAR El. VIDEO CON 
LICENCIA DE 1024 CANALES DE VIDEO 

CON MODULOS DE GRABACIONES POR | P% 1 $940,000.00 |  $940,000.00 
30 DIAS 


16 





17 UNIDAD UPS DE 30 KVA PARA MDF PZA 1 $37,580.00 $37, 580.00 





18 UNIDAD UPS DE 11 KVA PARA [DF PZA 7 “1 $12,465.00 $87,255.00 





CONFIGURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE , 
19 CONOCIMIENTOS, GARANTIA, PUESTA A LOTE 1 $3,174,959.50 | $3,174,959.50 
PUNTO Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA 




















SUB-TOTAL | $15,130,438.74 








A 


Página 18 de 23 








SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 


ANEXO TÉCNICO AL 
CONTRATO NÚMERO OADPRS/DGA/A/056/2012 





Fecha de Clasificación: 13 de Julio de 2012 
Unidad Administrativa: Coordinación General de Centros Federales 





EXPEDIENTE RESERVADO 





Fundamento legal: Artículos 13, fracciones !, IV y Y, y 15 deja Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública GusEmpameñtal. 
Periodo de reserva: 12 años. 











Rúbrica del Titular de la Unidad “7 





















PRECIO. 
UNITARIO 








ARREGLO DE DISCO DE 32TB SCSI 
(RAID) 


$30,150.00 $241,200.00 





MONITOR LED 80” EXTRA PLANO + 
MONTAJE PARA PARED 


PZA 6 $6,800.00 $40,800.00 





MONITOR PLANO DE LED DE 24” DE 
ALTA RESOLUCIÓN ALIMENTACION EN 
127 VCA 


PZA 18 $685.00 $12,330.00 





CAMARA IP FIJA MINIDOMO DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
MONTAJE LENTE  VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 


PZA 126 $4,298.25 541,579.50 





CAMARA FIJA BOX iP— DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
MONTAJE LENTE VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 


PZA 68 $3,826.64 260,211.52 





CAMARA DE LARGO ALCANCE CON 
ELEMENTO TÉRMICO 


PZA 3 $142,800.00 :428,400.00 





CAMARA IP PTZ MINIDOMO DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
CON MONTAJE, LENTE VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 





PZA 42 $6,014.00 252,588.00 





CAMARA IP PTZ TIPO ROBOTICA 


PZA 4 $11,175.00 $44,700.00 





EQUIPO DE CONECTIVIDAD INCLUYE 2 
SWITCHES GIGABIT ETHERNET DE 48 
PUERTOS CON MODULOS SFP +, 2 
SWITCHES GIGABIT ETHERNET DE 24 
PUERTOS CON MODULOS SFP +, 8 
SWITCHES POE GIGABIT ETHERNET DE 
24 PUERTOS + CONFIGURACIÓN 


LOTE 1 $234,800.00 $234,800.00 





10 


FIBRA OPTICA (MONOMODO DE 6 HILOS 
Y MULTIMODO DE 6 HILOS Y DE 12 
HILOS) 


LOTE 1 $146,000.00 $146,000.00 





41 


ADECUACIÓN DEL IDF INCLUYE OBRA 
CIVIL, INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
DATOS, RACKS, AIRE ACONDICIONADOS 


LOTE 5 $135,600.00 $678,000.00 








12 





ADECUACIÓN DE MDF PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS SEÑALES DE 
AMPLIACIÓN Y COMANDANCIA, INCLUYE 
MOBILIARIO, OBRA CIvIL CON 
ACABADOS 





LOTE 1 $1,100,850.00 | $1,100,850.00 














a 
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SECRETARIA DE Fundamento legal: Artículos 13, fracciones bh W y Y, de, 
SEGURIDAD PÚBLICA O e tesoria: 12 ae normeción Pública Gyernal tal. 
Rúbrica del Titular de la Unidad DAS 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN. UNIDAD |C. 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA INCLUYE 
CANALIZACIÓN EN TUBERIA, 
REGISTROS, LA ADECUACIÓN DE 
ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE 
13 CAMARAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, | LOTE 1 $1,410,800.00 | $1,410,800.00 
: RACK DE MONTAJE DE EQUIPO, PATCH 
PAÑEL, ORGANIZADOR DE FIBRA 
OPTICA, CABLE COAXIAL, — UTP, 
DUCTERIA, MONTAJE DE EQUIPO 
INGENIERIA DE DETALLE, INGENIERIA 
14 CONCEPTUAL, SUPERVISIÓN, CONTROL | LOTE 1 $234,650.00 | $234,650.00 
MEMORIA TÉCNICA 
SISTEMA PARA MANEJAR EL VIDEO CON 
LICENCIA DE 512 CANALES DE VIDEO 
15 CON MODULOS DE GRABACIONES POR | LOTE 1 $524,850.00 | $524,850.00 
30 DIAS 
16 UNIDAD UPS DE 30 KVA PARA MDF PZA 1 $37,580.00 $37,580.00 
17 UNIDAD UPS DE 11 KVA PARA IDF PZA 5 $12,465.00 $62,325.00 
CONFIGURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS, CAPACITACIÓN, 
18 a BuESTA A UNO y LOTE 1 $1,650,745.47 | $1,600,745.47 
ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA 
SUB-TOTAL | $7,912,409.49 
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Fecha de Clasificación: 13 de Julio de 2012 


Unidad Administrativa: Coordinación General de Centros Federales 





EXPEDIENTE RESERVADO 





Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Periodo de reserva: 12 años 


Fundamento tegal: Artículos 13, fracciones 1, IV y V, y 15, Ze E Ley Federal de 





Rúbrica del Titular de la Unidad «7 











Lic Gonzaló viste £uérra 


CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 “NORTE” 





PARTIDA: | 


DESCRIPCIÓN 


PRECIO 


CANTIDAD; UNITARIO. | 


UNIDAD 


PRECIO 


TOTAL: 





ARREGLO DE DISCOS DE 32TB ¡SCSI 
(RAID) - 


PZA $30,150.00 


$633,150.00 





MONITOR LED 80” EXTRA PLANO + 
MONTAJE PARA PARED 


PZA $6,800.00 


$68,000.00 





MONITOR PLANO DE LED DE 24” DE 
ALTA RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN EN 
127 VCA 


PZA 44 $685.00 


$30,140,00 





CAMARA IP FIJA MINIDOMO DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
MONTAJE LENTE VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 


PZA 570 $4,298.25 


$2,450,002.50 





CAMARA FIJA BOX IP DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
MONTAJE LENTE  VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDÁLICO 


PZA 37 $3,826.64 


$141,585.68 





CAMARA DE LARGO ALCANCE CON 
ELEMENTO TERMICO 


PZA $142,800.00 


$285,600.00 





CAMARA IP PTZ MINIDOMO DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALIMENTACIÓN A 24 VCD 
CON MONTAJE, LENTE VARIFOCAL Y 
GABINETE ANTIVANDALICO 


PZA 61 $6,014.00 


$366,854.00 





EQUIPO DE CONECTIVIDAD INCLUYE 1 
SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 48 
PUERTOS CON MODULOS SFP +, 3 
SWITCHES GIGABIT ETHERNET DE 24 
PUERTOS CON MODULOS SFP +, 28 
SWITCHES POE GIGABIT ETHERNET DE 
24 PUERTOS, 1 SWITCH DE FIBRA 
OPTICA + CONFIGURACIÓN 


LOTE 1 $287,450.00 


$287,450.00 





FIBRA OPTICA (MONODOMO DE 6 HILOS 
Y MULTIMODO DE 6 HILOS) 


LOTE 1 $352,500.00 


$352,500.00 





10 


ADECUACIÓN DEL IDF INCLUYE OBRA 
CIVIL, INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
DATOS, RACKS, AIRE ACONDICIONADOS 


LOTE $135,600.00 


$949,200.00 











11 





ADECUACIÓN DEL MDF PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS SEÑALES DE 
AMPLIACIÓN Y COMANDANCIA, INCLUYE 
MOBILIARIO, OBRA CIVIL CON 
ACABADOS 





LOTE 1 $1,700,400.00 














$1,700,400.00 








Página 21 de 23 


ID 





) ANEXO TÉCNICO AL 
CONTRATO NÚMERO OADPRS/DGA/A/056/2012 













































































Fecha de Clasificación: 13 de Julio de 2012 
Unidad Administrativa: Coordinación General de Centros Federales 
EXPEDIENTE RESERVADO 
SECRETARIA DE Fundamento legal: Artículos 13, fracciones l, IV y V, y 15 de la Ley Federal de 
SEGURIDAD PÚBLICA nda y Acceso ana información Public: be: tal. 
Rúbrica del Titular de la Unidad Te 
Lio. Gonzafe Véa 
PARTIDA DESCRIPCIÓN. UNIDAD. 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA INCLUYE 
CANALIZACIÓN EN TUBERIA, 
REGISTROS, LA ADECUACIÓN DE 
ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE - 
12 CAMARAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, | LOTE 1 $2,780,660.00 | $2,780,660.00 
RACK DE MONTAJE DE EQUIPO, PATCH 
PANEL, ORGANIZADOR DE  FIBRA 
OPTICA, CABLE COAXIAL, —UTP, 
DUCTERIA, MONTAJE DE EQUIPO 
INGENIERIA DE DETALLE, INGENIERIA : 
13 CONCEPTUAL, SUPERVISIÓN, CONTROL | LOTE 1 $292,500.00 |  $292,500.00 
MEMORIA TÉCNICA 
SISTEMA PARA MANEJAR EL VIDEO CON 
LICENCIA DE 4024 CANALES DE VIDEO 
14 CON MODULOS DE GRABACIONES POR | P22 1 $940,000.00 | $940,000.00 
30 DIAS 
15 UNIDAD UPS DE 30 KVA PARA MDF PZA - 1 $37,580.00 $37,580.00 
16 UNIDAD UPS DE 11 KVA PARA IDF PZA 7 $12,465.00 $87,255.00 
CONFIGURACIÓN Y TRANSFERENCIA DE . 
CONOCIMIENTOS, CAPACITACIÓN, 
17 GARANTIA, PUESTA A PUNTO Y | LOTE 1 $3,028,519.95 | $3,028,519.95 
ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA 
SUB-TOTAL | $14,431,397.13 











TOTAL GLOBAL POR CENTRO FEDERAL. 











CONCEPTO. 















ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
(CCTV) IP. PARA El CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 5 
“ORIENTE” 


LOTE 1 $15,130,438.74 | $15,130,438.74 





ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
(CCTV) IP PARA EL CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 6 
“SURESTE” 


LOTE 1 $7,912,409.49 $7,912,409.49 








ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
(CCTV) IP. PARA EL CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 9 
“NORTE” 





LOTE 1 $14,431,397.13 $14,431,397.13 











CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 


VEINTICUATRO DÓLARES 62/100 USD. 


SUBTOTAL $37, 474,245.36 





LVA. $5,995,879.26 * 








TOTAL $43,470,124.62 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 


] ANEXO TÉCNICO AL 
CONTRATO NÚMERO OADPRS/DGA/A/056/2012 





Fecha de Clasificación: 13 de Julio de 2012 


Unidad Administrativa: Coordinación General de Centros Federales 





EXPEDIENTE RESERVADO 





Fundamento legal: Artículos 13, fracciones |, YY le la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Plica Gdyefambntal. 
Periodo de reserva; 12 años. 








Rúbrica del Fitular de la Unidad Administrativa: 











Leído que fue por las “Áreas Técnica y Requirente” de “Prevención y Readaptación Social” y “El 
Proveedor” el presente “Anexo Técnico” y enteradas de su contenidó y alcance legal, se firma por 
.cuadruplicado al calce y al margen en todas sus fojas útiles como constancia de su aceptación, en la 
ciudad de México, Distrito Federal, el día trece de julio de dos mil doce. 


POR “PREVENCIÓN Y REÁDAP 






ÓN SOCIAL” 





LIC. GONZALO VI! 
COORDINADOR GENER 


EAL GUERRA 
CENTROS FEDERALES APODERADO GENERAL 


“COMO ÁREA REQUIRENTE” 








ING. FERMÍN S. RODRIG 
DIRECTOR DE DESAR! 
“COMO ARE 







POR “EL PROVEEDOR” 


4 








UEL TÉLLEZ XOLALPA 
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